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“9: 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


[es 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; ಈ "ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಒಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವ 

ಹಾಗೂ 


ಮಿ 


ಯೋಜನೆಗಳ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಧ 
ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು 
ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ; 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 


ಸದರಿ 


ಅಧವಾ 


ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ |: 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


CG 


ಅನುಷ್ಲಾನ 


ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನ 


ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ; 


ಮೇಕೆದಾಟು ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶೆಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾವೇಠಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಅರ್ಕಾವತಿ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಸಂಗಮದ 
ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, 
67.16 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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Te "ಯೋಜನೆಯನ್ನು 


ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 9 
ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಣವಾದುಾ ಸಮತವನಾ ಜಲಾಶಯ ಹಾಗಾ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿಯನ್ನು ರೂ.9000.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿವಾಂಕ:18-01-2019 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ 
ಜಲ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಪಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ ವಿವಿಧ 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಮುಂದುವರೆದು, ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ 1A & 
EMP ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು of 
Reference (TOR) ಅಜಿಣಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು 
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoEF & 


Terms 


|CC೦) ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:20-06-2019 ರಂದು 


ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ದಿನಾಂಕ:19-07- 
2019 ರಂದು ನಡೆದ EAC, MoEF & CC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಗ ನ್ನು 'ದಿನಾಂಕ:04-10- 
2019 ರಂದು MoEF&CC ಅಂತರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ 


[ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:30-11-2018 ರಂದು ಖಿ, 


No.3127 of 2018 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, (ಅ) ಕೇಂದ್ರ 
ಜಲ ಆಯೋಗವು ದಿನಾಂಕ:22-11-2018 ರಂದು ಸದರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿಯನ್ನು 
ತಡೆಹಿಡಿಯಲು, (ಆ) ಸದರಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ 
ಆಯೋಗವು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, (ಇ) ರಾಜ್ಯವು ಡಿ.ಪಿ.೮ರ್‌. 
ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು; (ಈ)ಸದರಿ 
ಪ್ರಕರಣವು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು, 
ಪ್ರಕರಣವು " ಮಾನ್ಯ ಸವೋಚ್ಛ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. ' _ 
ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ 


| ತೀರುವಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


ಪಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಜಸಂಇ 74 ಎಂಎಲ್‌ಎ 202 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಸ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪಶ್ನೆ ಪಂ. 1561 ಕ್ಜೆ ಅನುಬಂಧ 


(ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ಲ) 
— 


ಸದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನೆತ್ರಿತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


ತ್ರ ಅಂದಾಜು ಮೆಚ್ಚ 
ಇ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ eS ಷರಾ 
p ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) 
ಸಾ ಭಾಗ್ಯ ಬಲ ನನಮೆ ನಿಯಮಿತ 
1 | ನೋರ್ತಿ-ಕೊಲ್ಲಾರ್‌ ಸೇತುವೆ ಪುಸಃಕ್ಛೇತನ 31.00 23.77 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ "ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 4 ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳಿಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್‌ ಯಾದಗೇರ ಮತು `ಜೋಳಡಡಗಿ-ಗೊಡೊೂರೆ 
ಗೇಟುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಬ್ಯಾರೆಜಗಳಡಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ 
ವರ್ಟಿಕಲ್‌ . ಲಿಫ್ಲ ಗೇಟುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 
ನಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 
2 197.00 177.44 ಹಮ ರಗಳು "ಬಹುತೇಕ' ಷೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತವೆ 
ಘತ್ತರಗಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೂರ "ಬಿ" ಬ್ಯಾರೆಜಗಳಡಿ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವರ್ಟಿಕಲ್‌ ಲಿಫ್ಪ 
ಗೇಟುಗಳ ಅಳವದಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
[ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ವನ್‌ಎಲ್‌ಬೆಸಿ. ಎಸ್‌ಬಿಸಿ, ಎಂಬಿಸಿ, ಜೆಬಿಸಿ & ಸ್ತ ಸಾಡಾ g ಇನ ಪಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
3 ¢: ಬಿಸಿ. ಎಸ್‌ಬಿಸಿ, ಎ' ಸಿ & ಐಬಿಸಿ ಸ್ವಾಡಾ 123.25 299,69 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
. | ಹಂತ-2ರ 
ಯಾದಗೀರ್‌ ಜಲ್ಲೆಯೆಡಿಯ 35 ಸೃ ಯಾದಗೀರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಡಿಯ 35 ಸಣ್ಣ ದೀರಾವರಿ 
ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೊ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ ಳನ್ನು ತುಂಬಿಸು 
4 | cE 440.00 260.0) ಮೆತ್ತು, ಜಲ್ನಾ"ಪಂಚ್ರಾಯತ ಕೆರೆಗಳನ್ನು, ತುಂಧಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ಫೋಲ್ಲರ್‌ ಪೌನರ್‌ವಸ3' ಪಟಣದೆ' ಸಮಗ ಮೂಲಭೂತೆ 
FS (3 ಇ — KX ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕ್ತಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. 
ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 3೪4೦ ನಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಕ್ಮಿಯೆಯಲ್ಲಿ 
ನಾರಾಯೆಣಪೊರ`ಬಲಡೆ ನಾಲಾ ಕರು ರಂದ ಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
p ನ ಮೊರೆ 8 ಡಂಡೆ`'ಕಾಲುಷ ಕಮೀ ರಿಂದ 060 PERE ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
95.00 ವರೆಗಿನ ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 
ಟರ್ನ್‌ ಕೀ `ಆಧಾರದೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ 
7 | ಬೂದಿಹಾಳ-ಪೀರಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಸರಣೆ 549.00 ps ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ 
೫ ಆಹ್ಟಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. 
K ಕೃಷ್ಣಾ ನದಯಿಂದೌ'ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ರಾಯಜೊರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 18 Eo ಬರ್ನ್‌ ಕ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ'' ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ ' ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ಞಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೆಖ್ಯಿ ಸ್ಥಾವರದ 
» A R ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲು ನಿಗಮದ 
9 '| ಕೆರೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 525.00 - ia Kl NN 
. ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ತಿರುವಳಿ ಪಡೆದು ಟಿಂಡರ್‌ ಆಹ್ಲಾನಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
[! ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಸ! 902.00 } 457.05 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಚಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮ `ಮೆತಕ್ಷೇತ್ರದೆ 62 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ 
ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬ್ರಾ 
2 | ಹೋಬಳಿಯ 47 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 379.92 27.07 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್‌ ನೀರಿನ ಸಂಗಹಗಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ | 
ಯೋಜನೆ k 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡುಗಣಿ- 
ತಾಳಗುಂದ-ಹೊಸೂರು ಹೋಬಳಿಗಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ / | 
3 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುರದಕೆರೆಗ್ರಾಮದ 850.00 524.89 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹತ್ತಿರತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಪೆಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸುವ 
ಯೋಜನೆ 
§ ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ / ಜಿಲ್ರಾ ಈ 
4 | ಪೆಂಚಾಯಶ್‌ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೂಗೂರು ದ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ 105.00 55.37 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನದಿಯಿಂದ ನೀರಪ್ನೆತ್ತಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋ 
ಕಿಷೆಷೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
5 ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿ 245.00 123.60 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


3 ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | (ಫುಬ್ರವರಿ-2021ರ ಷರಾ 
ಸಂ ಮೊತ್ತ ¥ 
ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಕುಂಸಿ, ಮಲೇಶಂಕರ, ಸಿರಿಗೆರೆ. ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ . 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿಪುರ & ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ | ಎ 
ಗ್‌ K 250.00. 104.62 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
6 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಮಾಂತರ > ನಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರದೇಶದಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಗಾ 
ನದಿಯಿಂದ ನೀರಸ್ಸೆತ್ತಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
ಡಿಷಕ್ಲ `ಪಂದಾಪರ ತಾಲ್ಲೂ 'ವ್ಯಾತ್ತಿಯಕ್ಲೆ'`ಬರುವೆ 
7 | ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಕೂರು ಏತ 73.7 19.09 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ 1500 R 
8 ದೆ _ 108.00 3.07 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಔಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಹಾವೇರಿ ಪಲ್ಲಯ. ಎರೇಕೆರೂರು ಮತ್ತಾ ರಟ್ಟಿಪ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
9 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ 185.00 0.31 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ R 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಪಿನಾಯಕನಪಳ್ಳಿ 
10 | ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 243.35 - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾಗು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5 K 
ಗ | ಪಂಚಾಯಿಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡ್ತಿ 225.00 — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಫೆದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ - ’ K 
ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 
12 | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಗಣೇಕಲ್‌ 189.22 — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಮತೋಲನಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ - | 
ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿಪ .46 ಇತಗಾಸೆ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯಿಂದ * 
1 POR ನ್‌ 0.00 23 ಮು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3 ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ. 660.00 180.2 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಚಿತ್ರೆದೆರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಭೆರಮಸಾಗರ ಹೋಬಳಿಯ 33 
4 | ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯಿಂದ ವೀರು ತುಂಬಿಸುವ 522.1 223.33 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ 
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 30 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ 
15 2 Wi _ K K ಮಃ ಪ್ರಗತಿಯ: 
ಆಣೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 150.00 17.45 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬ್ಲಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 17 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ K 
1 d Ke 7 , 37. ಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ 
6 ಬುಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರ ತುರಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 157.00 137.88 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ ಹಾಗೂ 
ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ / ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ > 
17 id 3 . . ಗಾರಿ ಪ್ರ 
162 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಪರದಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ | ಸ 45.73 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೌಶಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
18 | ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ / ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ೬ 117.55 20.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ | 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಪೊಡ್ಡಹಳ್ಳ ಹೊಸ 
y ಸಿ ಜಥ: [5 ಜಿ ೪ - ಪ್ರ 
¥ ಕರೆ ನಿರ್ಮುಣ ಯೋಜನೆ ks 125.47 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ. ಹಿಂಗರಗಿ 
ಹೋಬಳಿಯ 21 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಸುವುದನು. ಳಿಗೆ ಕ ಹಾ 
20 | (Bulk Supply) ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಾಲಿ [ ಬ್ಹು - ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
13 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ / ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆರೆಗಳನ್ನು y . 
ಕಲ್ಲೇಹೊಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ 
0.162 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ಪಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿ 3 ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಹಾಪಿಯ ಸುಗ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
» | ಇದಗ ಜಿಲೆ. ಶಿರಹಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಗ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ | ್ಯ - ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಆಲದಮ್ಮನ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


_ 


-1-29:20-8ಮೀ”ಪರೆಗೆ)- 


ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು is (ಫೆಬ್ರವರಿ-2621ರ ಷರಾ 
- ಅಂತ್ಯ 
ಬೆಳಗಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಟ್ಟಿ ಬಸವಣ್ಣಾ 
22 | ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೆರೆಬರಾಡು ಯೊ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ 990.00 — ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| ಅನುಜೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 

KE ಹಕ್ಳ್‌ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೀ ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ರ K ರಾರಾ 
ಯೋಜನೆ y i ನ 
ಮಸ್ಸಿನಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಮತ್ತು ಎಡವಂಡೆ 

24 | ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 52.54 — ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ K 
| ದಾವಣೆಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ p A 
25 | ತ ವತ ನೀರಾವಿ ದೋರ ಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ | ಸಂ _ ಚಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ i ಸಾ| 
7 ಚ್ಕಮಗನೂರು `ಚಕ್ತೆಯ `'ತರೀಕರೆ. `'ಚಿಕ್ಕಮಗಳೊರು 
ಕಡೂರು ತಾಲ್ದೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ Ki 
1 | ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 197 ಕೆರೆಗ $281.80 -— ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಏತ ವೀರಾವರಿ ಮೂ | 
ಎತ್ತಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ. 
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
"ಗಾನಾ ಪವನ ಗಾರ್‌ ಸಪರ ಇವನ 
ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗುಂಡಾಲ್‌ ಜಲಾಶಯದ ಬಾಧಿತ 
1 | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪದೇರಕ್ಕೆ ನೀರೊದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 129.00 0.29 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ | 
ಯೋಜನೆ. 
ಇವನ ಸದಹಂಡ ಇಬ್ಬಜಾಲಗ್ರಾಮದೆ ಬಳಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ 
2 ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 39 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 68.00 44.65 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ - t 
1 ಸಾಷಾರ'ನರಯೌ ಸತೆಗಾಲಡ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಗ್ಗೆಲೂರಿನ ಶ್ರೀ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಗುರುತ್ತಾಕರ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ 
3 ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ 540.00 182.24 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ರಾಮನಗರ . ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 
ಯೋಜನೆ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ 
"ಮಲಗದ." ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಇಂ 2200 245 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 5 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಪರ ಸಾನಲು ಸರಿದ ಲ ಮಾನ್‌ 15.00 0.90 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12 ಇ ನ್‌ 
ತುರಿಬಿಸುಪ ಯೋಜನೆ | H 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವಪು | 
6 | ಕಾವೇರಿ ಪದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 53.83 2.34 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ h 
ರಾಮನಗರ ಪಕ್ಷ `ರಾಷನೆಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಮಂಗಲ 
7 ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಷನ್‌ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ವಯರ್‌ 10.00 6.97 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ y ” 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹಿದ್ದೀರೆನ್ನು ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಮದ್ಧೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
8 1 ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 17 ಕರೆ 45.00 | - 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ 
ಯೋಜನೆ . 
ಕಂಗೇರ ಮೆತ್ತ ದೊಡ್ಡಬಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ — 
ಫೂ ಟಿಕಂಲಿದ ಭುಮನರರ *ತಾಭ್ಲೂತಿನೇ ಬಿಡದು 146.00 9.38 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಈ 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ. p 
ಮಾಧಪೆಮಂತ್ರಿ`ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ನಾಲ ಆಧುನೀಕರಣ 21 ರಂದ 730 511 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


p2 
$e 


ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 
5 


- (ಫೆಬ್ರವರಿ-2021ರ 
ಅಂತಿ 


1 ಕಾಚೇನೆಹಳ್ಳಿ ಏತ ವೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 3 ಸೇೌ'ಷಂತಡ 


ಇಂಟೆಕ್‌ ಕೆದಾಲ್‌, ಸಂಪ್‌. ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌. - ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ 
ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನೆ. ಡೆಲಿವರಿ 


ಮ 


ಚೇಂಬರ್‌. ಕೆನಾಲ್‌ ನೆಟಚ್‌ವರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


141.50 


0.37 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Hs 


my 
ಹಾಸನ "ನಗರದ ಚನ್ನೆಪಟ್ಟಣ ಕರೆಯ ಅಂಗಳದಿ 


ಏಹಾರಧಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


144.00 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 


4 


ಹೇಮಾವತಿ ಬಲಮೇಲ್ಲಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಾ000 ಮಾ 
ನಿಂ 96.812 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರೆಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


380.07 


211.87 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಹೊಳೆನರಪುರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಾವನ್‌ ಸಪ 
ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ. ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 160 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ , ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಒಣಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


359.33 


81.15 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಹೊಳೆನೆರಸೀಪುರ`ತಾಲ್ಲೂಕನ ಕಟ್ಟಬಿಳಗುಶ 'ಗಾಷಡ ಸಮಾಷ 
3 ರಾಮದೇವರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಯ ಪುನರ್‌ ನಿಮಾ£ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


128.70 


84.33 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಚನ್ನೆರಾಯೆಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿವೆ ಆನೆಕೆರೆ-ಶುಂಭುಡೇವರ 
ಕೆರೆಯಿಂದ 26 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


51.47 


44,52 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸಿಬಗenta೩tಯon ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಕೆರೆ- 
ಶಂಭುದೇವರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


26.00 


4.38 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿಯೆ"19 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. - 


32.00 


9.57 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಹೇಮಾಪತಿ ನದಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೇಪೊಸಪಳ್ಳಿ'ಪ್ತಾರ ನೇಕನ್ನಾ ಎತ್ತ 


3 


ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 


ಹ 


ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ. 


212.00 


10.41 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪಷೆಕೂರು ಶಾಖಾ `ನಾಕಯ ಸ 35 ಮನವ 
ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಮತ್ತು 
ಪಾದದೇವರಕಟ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ. 
(ರಜತಾದ್ರಿಪುರ ಯೋಜನೆ) 


3.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


21 


ತುಮೆಕೂರು' ಶಾಖಾ" ನಾಲ ರ 5T5 ರಂದ 
ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ' ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೋಕಿವ 42 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಬೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ 
ಮಂಚಲದೊರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಠದಹಳ್ನ 
ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ 
ನೀಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಮಠದಹಳ್ಳ) 


24.65 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


NN 
[NY 


ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಕಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ತೆ 
ಅರಕೆಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 150 ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ 50 
ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.(ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ) 


20.00 


47.23 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, `ಪಾರಿಡಪಪಾರ ಮಂಡ್ಯ. 
ಮದ್ದೂರು ಮತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ 
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ಕಾಮಗಾರಿ. 


300.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


wl 
Lifting water from Arkavathy river to 


provide Micro Irrigation system to the 
lands of Doddalahaili Uyyamballi, 
Hegganuru and Yelagalli panchayath 
limits in Kanakapura taluk - 


70.00 


5.01 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


25 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು `` ಕಾಲ್ದುಕು `ಹೊಸ ಮೆದ್ದೊಹ 
ಶಾಖೆಯ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 47.00 ಕಿ.ಮೀ ಇಂದ ಮುಂದಿನ 
ಭಾಗದ ಭಾದಿತ ಅಚ್ಚುಕೆಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 


ಹೆ ಳ್ನದಿಂದ ವೀರನ್ನು ಎತ್ತುವ ಯೋಜನೆ. (ಸಿ.ಎ. ಕೆರೆ) 


17.74 


0.00 


ಪೇಮಾವತಿ ನದಿಹಿಂದೆ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೊಳನರೇಪುಕ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿವ ಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರನ್ನು: ತುಂಬಿಸುವುದು 
ಹಾಗೂ ಒಂಟಗುಡ್ಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ನಾಲಾ 
ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


54.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ವೆಚ್ಚ 


+ 

i ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು (ಫೆಬ್ರವರಿ-2021ರ ಷರಾ 

ಸಲ ಮೊತ್ತ ಜ್‌ 

fd ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) 
37 1] ಹೇಮಾವತಿ ಬಲದೆಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪರ ಕ.ಮೀಲನಿಂದೆ § SRE 
“| 92104 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 422.75 109.82 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
] ಪೇಷಾವಾ' ಯೋನಸಯ ಪೈ-ನಾಲ 75727 ಮನಂ 

pe ಸು 21.175 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ರಾಖಾ ನಾಲೆಯ 415.00 Ns ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸ್ಟೇ 000 ಕಿಮೀನಿಂದ ಸು 7% ನೇ ಕಿಮೀವರೆಗೆ y * K ls 
ರೀಮಾಡಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತುಮಕೂರು 'ಶಾಖಾ`" ನಾತಯ "ಸ 25ಮಾನಿಂದೆ 

29 | ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜಯಚಾಮರಾಜಷರ 9.90 - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ. 

30 ತುಮಕೂರು "ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸ: "N36 ಸೇ ಕಮಾನಂದ 550.00 ಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜುರಾತಿ ದೊರೆತಿಡ್ಡು, ಟಿಂಡರ್‌ 
166.90 ಸೇ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ . x ಅಹ್ಹಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

3. ಸಾರಂಗ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು. ನಧಿ “ಪಾತ್ರದ 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 7 ದ್‌ ಕಾ 
ಫೊಲ್ಲೇಗ್‌ಡನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ `ಬಡರಷಳ್ಳ'ವೃತ್ತದವರಗ' ಜನ" d 

32 | ಅಣೆಕಟ್ಟಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 25.30 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆ: ೨ಣಕಟಿಯ ಕೆಳಭಾಗದ: ನಿ ನದಿಗೆ ಅಡಳಾಗಿ 

3 KE pi ನ ಕಭಿ 25.00 0.00 ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 

ಣದ ಹಾಸನದ ಸಗನೀವಪದ 

34 We 9.95 ' 000 ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 

್ನಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ « 
ನದಿಯ ರಣಘಟ್ಟ ಪಿಕಪ್‌ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ 

35 | ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಹಾರಸಮುಬ್ಬ. ಕರಿರಟ್ಟೇನಯಳ್ಲಿ 125.46 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
ತುಮಕೂರು `ನ ಬಾ ಸಲಹ 405 ಕಮೋನಂಡೆ . 

36 ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಭದ್ರಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು 5.00 1.98 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ. 
ಘೆಮಕೊರು"'ಶಾಖಾ `ನಾಲೆಯೆ `ಸ: 3420 ಕಮೀನಿಂದೆ ತಾಂತಿಕ ಮಂಜುರಾತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ 

37 ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಡಳಗುಪೆ ಕ 6.00 198 [ ಆಹ್ಲಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತದೆ. 
ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ. ಸ ವ 
ತುಮಕೊರು ಶಾಹಾ ನಾಲೆಯ ಸು _ A ಸಿಮಿನಿಂದ; ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜುರಾತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ 

34 | ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಳಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯದ 625 - ಆಹ್ನಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

£ರಿಗಾಗಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ. ಮ ಜಿ 
ಮಂಡ `ಜಕ್ಷ'ನಗಡಾಂಗಾ 'ಪಲ್ಲೂಕು "`ಬೆಳ್ಳೊರು 

34 ದಾಸಸಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಗಚೀಹಳ್ಳ . ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್‌. ೪89 _ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜುರಾತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಟಿಂಹರ್‌ 
ಕೆರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆರಗಳಿಗೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ "ನೀರು ” ಆಹ್ಟಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ . 
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